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IN NAAM DEE KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Aruba, 


In overweging genomen hebbende: 

dat het mede ter uitvoering van internationale overeenkomsten noodzake- 
lijk is nadere regels te stellen met betrekking tot het houden van openba- 
re Eianbestedingen van werken ten behoeve van het Land en de landsbe- 
drijven; 

Gelet op: 

artikel 25, vierde lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 
no. 72); 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 


6 1. Algemene bepalingen 


1. Voor de 
de Minister 

bestek 

bijzonder trek- 
kingsrecht 


inlichtingenver- 

gadering 


aanwijzing ter 
plaatse 

aanbesteding 


Artikel 

toepassing van dit landsbesluit wordt verstaan onder: 

: de minister ten laste van wiens begroting de uitvoe- 
ring van een werk wordt aanbesteed; 

: de documentatie met betrekking tot het aan te be- 
stedenwerk; 

: rekeneenheid, gehanteerd ter aanduiding van de 
geldswaarde van het recht om op de internationale 
reserve van het Internationaal Monetair Fonds een 
wissel te trekken; 

: een door een ambtenaar, daartoe door of namens de 
Minister aangewezen, geleide bijeenkomst waarbij 
inlichtingen kunnen worden ingewonnen met be- 
trekking tot de specificaties van het werk; 

; een door een ambtenaar, daartoe door of namens de 
Minister aangewezen, geleid bezoek aan de plek 
waar het werk dient te worden uitgevoerd; 

: de gehele procedure die leidt tot het gunnen van de 
uitvoering van een werk. 
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2. Onder werk wordt in dit landsbesluit mede verstaan een goed of 
dienst. 

3. Onder uitvoering van een werk wordt in dit landsbesluit mede 
verstaan de levering van een goed of het verrichten van een dienst. 

Artikel 2 

Indien de laatste dag van een uit dit landsbesluit voortvloeiende 
termijn valt op een zaterdag, een zondag of een daarmee gelijkgestelde 
dag als bedoeld in artikel 1 van het Landsbesluit met zondagen gelijkge- 
stelde dagen (AB 1989 no. GT 74), eindigt die termijn op de eerstvolgen- 
de dag. 


5 2. Bekendmaking en bestek 
Artikel 3 

1. De Minister maakt zijn voornemen om de uitvoering van een werk 
openbaar aan te besteden bekend in de Landscourant van Aruba. 

2. Een bekendmaking als bedoeld in het eerste lid, is gesteld in het 
Nederlands en vermeldt ten minste: 

a. een korte omschrijving van het werk; 

b. de termijn of de termijnen, waarbinnen het werk dient te worden uit- 

ge voer d; ... 

c. het adres waar, en vanaf welke datum een bestek verkrijgbaar is; 

d. het adres waar, en vanaf welke datum nadere schriftelijke mhchtingen 
met betrekking tot het werk ingewonnen kunnen worden; 

e. het adres waar, en vanaf welke datum, de openbare bescheiden met 
betrekking tot het werk ter inzage liggen; 

f. in voorkomend geval het tijdstip waarop een aanwijzing ter plaatse zal 
worden gehouden, of het tijdstip en de plaats, waarop een inlichtin- 
genvergadering zal worden gehouden; 

g. het adres waar en het uiterste tijdstip waarop een inschrijving kan 
worden gedaan; 

h. de economische en technische vereisten, waaraan door de inschnjver 
zowel op het tijdstip van inschrijving als op dat van gunning moet zijn 
voldaan, alsmede de financiële waarborgen en inlichtingen, die van de 
inschrijver worden verlangd; 

i. het ter verkrijging van het bestek verschuldigde bedrag aan retribu- 
tie en de wijze waarop dit bedrag moet worden voldaan. 

3. Uit de korte omschrijving, bedoeld in het tweede lid, onderdeel 
a, dienen te blijken de omvang, de algemene kenmerken en de plaats van 
uitvoering van dit werk, alsmede, indien het werk in gedeelten is ver- 
deeld, de grootte van de gedeelten en de mogelijkheid om al dan niet te 
kunnen inschrijven op elk gedeelte afzonderlijk, op een aantal samenge- 
voegde gedeelten of op alle gedeelten gezamenlijk. 
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4, Tussen het tijdstip van de bekendmaking, bedoeld in het eerste 
lid, en het tijdstip bedoeld in het tweede lid, onderdeel g, liggen zoveel 
dagen, als redelijkerwijze toereikend moet worden geacht om adspirant- 
inschrijvers, gelet op de omvang en het mogelijk ingewikkelde karakter 
van het uit te voeren werk, in staat te stellen om hun inschrijvingen voor 
te bereiden en in te dienen, doch ten minste veertien dagen. 

Artikel 4 

1. Indien de kosten van de uitvoering van een werk worden geraamd 
op een bedrag: 

b. gelijk aan de tegenwaarde in florins van 130.000 bijzondere trekkings- 
rechten of meer, en het betreft de uitvoering van een werk dat omvat 
de levering van goederen en of het verrichten van diensten; 
a. gelijk aan de tegenwaarde in florins van 5.000.000 bijzondere trek- 
kingsrechten of meer, en het betreft de uitvoering van een werk, niet 
zijnde de levering van goederen en of het verrichten van diensten; 
bedraagt de termijn, bedoeld in artikel 3, vierde Iid, ten minste veertig 
dagen. 

2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, wordt: 

a. een in de Engelse taal gestelde samenvatting van de bekendmaking in 
de Landscourant van Aruba gepubliceerd die ten minste bevat: 

1°. een korte omschrijving van het werk; 

2°. het adres waar en het uiterste tijdstip waarop een inschrijving 
kan worden gedaan; 

3°. het adres waar en vanaf welk tijdstip een bestek verkrijgbaar is; 
4°. de mededeling in welke taal of talen de inschrijvingen kunnen 
geschieden; ... 

b. de inschrijving steeds ook in de Engelse taal verrieht, indien het be- 
stek insehrijvingen in een andere dan de Nederlandse taal toestaat . 

3. Terstond nadat de verdragsluitende partijen, aangesloten bij de 
in het kader van de Wereld Handel Organisatie gesloten Overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten, het aantal bijzondere trekkingsrechten dat 
bepalend is voor de toepasselijkheid van deze overeenkomst op overheids- 
opdrachten, hebben gewijzigd, wijzigt de minister van Economische Zaken 
bij ministeriële regeling de in het eerste lid vermelde aantallen bijzondere 
trekkingsrechten ten einde deze te doen overeenstemmen met de door de 
verdragsluitende partijen vastgestelde nieuwe aantallen. 


Artikel 5 

1. Indien de Minister het na de bekendmaking, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, doch nog voor het uiterste tijdstip waarop de inschrijvings- 
formuiieren kunnen worden ingeleverd, noodzakelijk acht de specificaties 
van het werk of de omstandigheden waaronder dit werk dient te worden 
uitgevoerd, te wijzigen, wordt deze wijziging bekend gemaakt in de 
Landscourant van Aruba. 
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2. In gevallen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt van de in 
het eerste lid bedoelde wijziging in de Landscourant van Aruba tevens een 
samenvatting in de Engelse taal bekend gemaakt. 

3. Tussen het tijdstip van de bekendmaking, bedoeld in het eerste 
lid, en het tijdstip, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel g, liggen 
zoveel dagen, als redeiijkerwijze toereikend moet worden geacht om adspi- 
rant-inschrijvers, gelet op de aard van de wijziging, in staat te stellen om 
hun inschrijvingen aan de wijziging aan te passen, doch ten minste veer- 
tien dagen. 


Artikel 6 

1. Een bestek vermeldt ten minste: 

a. een volledige omschrijving van het werk; 

b. de termijn of de termijnen, waarbinnen het werk dient te worden uit- 
gevoerd; 

c. het adres waar, en vanaf welke datum nadere schriftelijke inlichtingen 
met betrekking tot het werk ingewonnen kunnen worden; 

d. het adres waar, en vanaf welke datum, de openbare bescheiden met 
betrekking tot het werk ter inzage liggen; 

e. in voorkomend geval het tijdstip waarop een aanwijzing ter plaatse zal 
worden gehouden, of het tijdstip en de plaats, waarop een inlichtin- 
genvergadering zal worden gehouden; 

f. het adres waar, en het uiterste tijdstip waarop een inschrijving kan 
worden gedaan; 

g. de economische en technische vereisten waaraan door de inschrijver 

zowel op het tijdstip van inschrijving als op dat van gunning moet zijn 
voldaan, alsmede de inlichtingen, die van de inschrijver worden ver- 
íangd; . 

h. de taal waarin of de talen in één waarvan de inschrijving dient te ge- 
schieden, met dien verstande dat uittreksels uit officiële registers in 
het land van herkomst van de inschrijver in de taal van dat land mogen 
zijn gesteld tezamen met een door een notaris gewaarmerkte vertaling 
in het Nederlands of Engels; 

i. de wijze waarop betaling voor de uitvoering zal plaats vinden, alsmede 
de munteenheid waarin deze betaling zal worden verricht; 

j. de plaats waar en het tijdstip waarop de opening van de bus en de 
voorlezing van de inschrijvingsformulieren zal plaatsvinden, en de 
personen die daarbij emnwezig mogen zijn; 

k. de criteria voor de gunning van het werk, die bij de beoordeling van 
de inschrijvingen in aanmerking zullen worden genomen, alsmede de 
kostenelementen waarmee bij de beoordeling rekening zal worden ge- 
houden. 

2. In gevallen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, dient het bestek 

te vermelden of de inschrijving ook in het Engels kan geschieden. 

3. Een bestek wordt steeds vergezeld van een inschrijvingsformu- 

lier, gesteld in de taal waarin ook het bestek is gesteld, en, zonodig, van 

tekeningen. 


o 



0 


Pagina 6 


Afkondigingsblad van Aruba 1996 no. 58 


4. De ingevolge het eerste lid, onderdelen g en k, in het bestek op- 
genomen vereisten dienen objectief en eenduidig te zijn, alsmede in een 
redelijke verhouding te staan tot de aard en de omvang van het werk. 

5. Indien de Minister zich het recht voorbehoudt om met het oog op 
de naleving van de uit de gunning voortvloeiende verpíichtingen een ze- 
kerheidsstelling te bedingen, dient zulks in het bestek vermeld te zijn. 

Artikel 7 

1. Een bestek voor een aanbesteding wordt vastgesteld bij beschik- 
king van de Minister. 

2. In de ministeriële beschikking wordt vermeld, tegen betaling van 
welk bedrag het bestek kan worden verkregen, en op welke wijze dit be- 
drag moet worden voldaan. 

3. De ministeriële beschikking en het bestek waarop zij betrekking 
heeft, liggen uiterlijk 14 dagen na de datum van de bekendmaking, be- 
doeld in artikel 3, eerste lid, tot en met het uiterste tijdstip waarop in- 
schrijvingsformulieren kunnen worden ingeleverd, voor een ieder ter 
inzage op het in artikel 3, tweede lid, onderdeel e, bedoelde adres. 

Artikel 8 

Van het aanschaffen van een bestek wordt door een ambtenaar, 
daartoe door of namens de Minister aangewezen, aantekening gemaakt in 
een te dien einde te houden register. De aantekening wordt gedateerd en 
vermeldt de naam van de koper, alsmede in voorkomend geval de instelling 
of het bedrijf, ten behoeve waarvan het bestek is gekoeht. 

Artikel 9 

1. Telkens wanneer de aard van het werk of de aanbesteding van 
het werk daartoe naar zijn oordeel aanleiding geeft, kan de Minister be- 
sluiten om een voor een ieder toegankelijke inlichtingenvergadering of 
aanwijzing ter plaatse te houden. 

2. Iedere inlichtingenvergadering of aanwijzing ter plaatse dient ten 
minste één week voordat zij plaatsvindt, bekend te zijn gemaakt in de 
Landscourant van Aruba. 

3. Tussen de dag waarop de inlichtingenvergadering of aanwijzing 
ter plaatse wordt gehouden en de dag waarop de inschrijvingsformulieren 
uiterlijk kunnen worden ingeleverd, dienen ten minste zeven dagen te 
liggen. 

4. Op een inlichtingenvergadering of aanwijzing ter plaatse zijn ten 
minste twee deskundige ambtenaren aanwezig waarvan een belast is met de 
leiding van de vergadering of aanwijzing. Tijdens de vergadering of aan- 
wijzing kunnen aan deze ambtenaren vragen worden gesteld met betrek- 
king tot de technische aspecten van het werk, welke vragen door deze 
ambtenaren naar vermogen mondeling zullen worden beantwoord. 
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5. Van iedere inlichtingenvergadering of aanwijzing ter plaatse die 
heeft plaatsgevonden, wordt onverwijld een ondertekend verslag opge- 
maakt door de in het vierde lid bedoelde ambtenaar; het verslag maakt 
deel uit van het bestek. 

6. Een afschrift van het verslag, bedoeld in het vijfde lid, wordt 
toegezonden aan al degenen die een bestek hebben aangeschaft. 

Artikel 10 

1. Indien geen aanwijzing ter plaatse of inlichtingenvergadering 
wordt gehouden alsmede indien nog niet bekend is of zodanige aanwijzing 
of vergadering zal worden gehouden, heeft een ieder het recht om schrif- 
telijk inlichtingen te vragen met betrekking tot de technische aspecten 
van het werk of de daarmee verband houdende bescheiden. 

2. Inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, worden onverwijld en 
uitsluitend schriftelijk verstrekt door een daartoe door of namens de Mi- 
nister aangewezen ambtenaar, die van ieder verzoek afzonderlijk een 
schriftelijke aantekening maakt; de verstrekte inlichtingen maken deel uit 
van het bestek. Artikel 9, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. De gevraagde inlichtingen behoeven niet onverwijld te worden 
verstrekt, indien reeds voor het tijdstip waarop het verzoek om inlichtin- 
gen wordt ontvangen, overeenkomstig artikel 9, tweede lid, een inlichtin- 
genvergadering of een aanwijzing ter plaatse is aangekondigd. 

4. De gevraagde inlichtingen behoeven evenmin onverwijld te wor- 
den verstrekt, indien de Minister in de verzoeken om inlichtingen aanlei- 
ding ziet om alsnog een inlichtingenvergadering of een aanwijzing ter 
plaatse te houden; alsdan kan worden volstaan met een verwijzing naar 
deze nog te houden bijeenkomst, alwaar de gevraagde inlichtingen zullen 
worden verstrekt. 


Artikel 11 

1. Een ieder die kan aantonen, dat door hem of te zijnen behoeve 
een bestek is aangeschaft, heeft het reoht kennis te nemen van details 
van daarin vermelde hoofdconstructies en onderdelen, alsmede van mon- 
sters die het algemene karakter van een werk aangeven. 

2. Desgevraagd wordt degene die ingevolge het eerste lid van de- 
tails of van monsters kennis wenst te nemen, in staat gesteld die details of 
die monsters te waarmerken. 


§ 3. Inschrijving op een werk 
Artikel 12 

1. Inschrijving op een openbaar aan te besteden werk geschiedt 
door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvings- 
formulier, te deponeren in de daarvoor bestemde afgesloten en verzegelde 
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bus op het in artikel 3, tweede lid, onderdeel g, bedoelde adres. 

2. Inschrijvingen kunnen worden gesteld: 

a. in het Nederlands; 

b. zo dit een andere taal is dan het Nederlands, de taal waarin het bestek 
is gesteld; 

c. enige andere taal waarvan in het bestek is bepaald, dat inschrijvingen 
ook daarin kunnen worden gesteld. 

3. Een ieder die in aanmerking wenst te komen voor de gunmng van 
een werk, dient er zorg voor te dragen dat zijn inschrijving uiterlijk op 
het tijdstip, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeei g, plaats heeft. 

4. Het inschrijvingsformuiier dient steeds vergezeld te zijn van: 

a. een verklaring van de inschrijver dat hij zijn aanbieding gestand zal 
doen gedurende ten minste negentig dagen na de datum waarop de 
inschrijving uiterlijk dient te geschieden, tenzij de bekendmaking, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, of het bestek een andere termijn ver- 
meidde, in welk geval in de verklaring die andere termijn moet worden 
genoemd; 

b. indien het bestek zulks vereist, een ondertekende staat met verreken- 
prijzen; 

c. indien de inschrijver een rechtspersoon is, een bewijs van rechtsper- 
soonlijkheid alsmede een verklaring waaruit blijkt, dat de natuurlijke 
persoon of personen die de rechtspersoon bij de aanbesteding verte- 
genwoordigen, alleen of tezamen bevoegd is, onderscheidenlijk zijn, 
om de rechtspersoon voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst 
tot uitvoering van het werk kunnen voortvloeien, te verbinden; 

d. indien de inschrijving door of vanwege twee of meer personen of 
rechtspersonen wordt gedaan, een gesehrift of verklaring waaruit 
blijkt, dat een ieder van hen zich als hoofdelijke medeschuldenaar 
verbindt om het werk uit te voeren, met dien verstande dat zodanig 
geschrift of zodanige verklaring niet behoeft te worden verstrekt, 
indien het inschrijvingsformulier door al deze personen of, met inacht- 
neming van onderdeel c, namens al deze rechtspersonen is onderte- 

kend. . 

5. Indien in het bestek is bepaald, dat bij de inschri]ving andere 
gegevens zijn vereist, dient de inschrijver die gegevens, door hem on- 
dertekend, bij het inschrijvingsformulier te voegen. 

6. Indien de aanbesteding een werk betreft van onbepaalde grootte, 
doch tegen een vastgestelde prijs, wordt in het bestek medegedeeld, hoe 
de verklaring van de inschrijver op het formulier moet luiden. 

Artikel 13 

Een inschrijver die zijn inschrijving wenst in te trekken, kan zulks 
tot uiterlijk het moment waarop de bus wordt geopend, doen door middel 
van een daartoe strekkende, door hem ondertekende verklaring. Op deze 
verklaring zijn artikel 12, eerste tot en met derde lid, van overeenkomsti- 
ge toepassing. 
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Artikel 14 

1. Indien in het bestek het werk is verdeeld in gedeelten, kan wor- 
den ingeschreven op het totaal der gedeelten, op elk gedeelte afzonderlijk 
en tevens op een aantal samengevoegde gedeelten. 

2. Indien in het bestek varianten als zodanig worden omschreven, 
kan op één of meer van deze varianten worden ingeschreven. 

3. Het bestek kan vereisen, dat voor iedere variant, onderschei- 
denlijk ieder deel van het werk, waarop wordt ingeschreven, een afzon- 
derlijk inschrijvingsformulier met de ingevolge artikel 12, vierde en vijfde 
lid, vereiste gegevens en bescheiden dient te worden ingediend. Alsdan 
dient op het inschrijvingsformulier ook duidelijk tot uitdrukking te wor- 
den gebracht, op welke variant, onderscheidenlijk welk deel van het 
werk, de inschrijving betrekking heeft. 

Artikel 15 

1. Een ieder kan aanbieden om het werk op een andere wijze of met 
andere materíalen of hulpmiddelen uit te voeren dan in het bestek is voor- 
geschreven. Deze alternatieve aanbieding kan naast of in stede van een 
aanbieding om het werk op de voorgeschreven wijze uit te voeren worden 
gedaan. 

2. ledere alternatieve aanbieding moet worden ingediend door mid- 
del van een afzonderlijk inschrijvingsformulier, gestoken in een gesloten 
omslag die duidelijk vermeldt, dat het een alternatieve aanbieding bevat, 
en vergezeld gaan van de ingevolge artikel 12, vierde en vijfde lid, ver- 
eiste gegevens en bescheiden. 


8 4. De voorbereiding van de gunning 
Artikel 16 

1. Op de in de ministeriële beschikking, bedoeld in artikel 6, eerste 
lid, onderdeel j, vermelde plaats en tijdstip worden de verzegelde bus en 
de zich deiarin bevindende omslagen met inschrijvingsformulieren door of 
namens de Minister in het openbaar geopend. 

2. Van de inschrijvingsformulieren worden telkens duidelijk opgele- 
zen de namen van de inschrijvers, alsmede de bedragen of het aantal een- 
heden, waarvoor zij hebben ingeschreven, dan wel, indien het betreft de 
uitvoering van een werk als bedoeld in artikel 12, zesde lid, de hoeveel- 
heid werk die zij wensen te verrichten. Inschrijvingsformulieren die een 
aanbieding als bedoeld in artikel 15, eerste lid, bevatten, worden steeds 
als laatste voorgelezen. 

3. Indien op een inschrijvingsformulier een bedrag of een aantal 
eenheden zowel in cijfers als ín letters is vermeld en deze niet met elkaar 
overeenstemmen, geldt het bedrag in letters. 
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4. Indien op een inschrijvingsformulier of op daarbij behorende 
bescheiden een aanbieding zowel in de taal van het bestek als in een ande- 
re taal is gesteld en deze aanbiedingen niet met elkaar overeenstemmen, 
geldt de aanbieding die is gesteld in de taal van het bestek, ten ware het 
dat de andere taal de Nederlandse taal is, in welk geval de aanbieding in 
de Nederlandse taal geldt. 


Artikel 17 

1. Van het verloop van de in artikel 16, eerste en tweede lid, ver- 
melde handelingen wordt na afloop onverwijld een verslag gemaakt, dat 
door of namens de Minister wordt ondertekend door ten minste twee amb- 
tenaren die, daartoe door of namens de Minister aangewezen, bij het ver- 
richten van de vorengenoemde handelingen aanwezig zijn. 

2. Het verslag bevat ten minste het tijdstip van opening van de bus, 
de naam van degene die de bus heeft geopend alsmede de naam van degene 
die de inschrijvingsformulieren uit hun omslagen heeft gehaald en de in 
artikel 16, tweede lid, bedoelde gegevens heeft voorgelezen, de namen 
van de inschrijvers en de bedragen of het aantal eenheden waarvoor zij 
hebben ingeschreven, alsmede de in het oog vallende onregelmatigheden 
in de inschrijvingsformulieren, indien die leiden tot het niet in be- 
schouwing nemen van de daarin vervatte aanbieding. Xn voorkomend ge- 
val wordt bovendien melding gemaakt van omstandigheden als bedoeld m 
artikel 16, derde en vierde lid. 

3. Het verslag, bedoeld in het eerste Ud, is openbaar en hgt gedu- 
rende dertig dagen ter inzage op de ingevolge artikel 3, tweede lid, on- 
derdeel e, bekend gemaakte adres. Van het verslag wordt kosteloos een 
afschrift verstrekt aan iedere inschrijver die daarom schriftelijk ver- 
zocht. 


Artikel 18 

1. Bij de beoordeling van de aanbiedingen worden de inschrijvings- 
formuheren die bUjkens verklaring als bedoeld in artikel 13, zijn ing;e- 
trokken, alsmede degene die niet alle vereiste gegevens bevatten, niet 
zijn ondertekend of die niet vergezeld zijn van alle vereiste bescheiden, 
buiten beschouwing gelaten. Intrekkingen die onvoldoende duideUjk zijn, 
of zijn gesteld in een andere taal dan een taal waarin de inschrijving kan 
geschieden, kunnen buiten beschouwing worden gelaten. 

2. Alternatieve aanbiedingen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, 
worden bij de beoordeUng van de aanbiedingen buiten beschouwing gela- 
ten, indien zij naar het oordeel van de Minister niet ten minste tot een 
geUjkwaardig resultaat kunnen leiden als uit het bestek voortvloeit. 

3. Indien zulks bij de beoordeUng van de aanbiedingen wensehjk 
wordt geoordeeld, kan de Minister de inschrijvers verzoeken om de in 
casu toepasseUjke termijn van gestanddoening met een door hem te bepa- 
len periode te verlengen. 
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4. Aan het afwijzen of inwilligen door degene tot wie een verzoek als 
bedoeld in het derde lid, is gericht, kunnen door hem geen rechten wor- 
den ontleend. 


Artikel 19 

De Minister kan in het algemeen belang besluiten om een werk niet te 
doen uitvoeren en de aanbesteding van dat werk te beëindigen; van de 
daartoe strekkende ministeriële beschikking wordt in de eerstvolgende 
Landscourant van Aruba mededeiing gedaan. 


§ 5. De gunning 
Artikel 20 

1. Voor de gunning van een werk komt uitsluitend in aanmerking de 
inschrijver die: 

a. een bestek heeft gekocht of te zijnen behoeve heeft doen kopen, en 

b. in Aruba woonachtig respectievelijk gevestigd is, dan wel in Aruba 
domicilie heeft gekozen, en 

c. alle bij of krachtens dit landsbesluit vereiste gegevens verstrekt 

heeft, en .. . 

d. zowel op het tijdstip van indiening van zijn inschrijvingsformuher als 
op dat van gunning aan alle gestelde vereisten en voorwaarden vol- 
doet, en 

e. redelijkerwijs in staat mag worden geacht om het werk vakkundig en 
op regelmatige wijze uít te voeren. 

2. De uitvoering van een werk wordt slechts gegund aan een 
rechtspersoon, indien uit de ingevolge artikel 12, vierde lid, onderdeel c, 
vereiste verklaring blijkt, dat deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegen- 
woordigd wordt; evenzo wordt de uitvoering van een werk slechts aan een 
samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen gegund, indien 
alle deelnemers aan dit samenwerkingsverband hebben verklaard als hoof- 
delijk medeschuidenaar voor de uitvoering van het werk te zullen instaan. 

3. Het eerste lid, onderdeei b, vindt geen toepassing, ïndien de 
uitvoering van een werk wordt aangeboden voor een bedrag: 

b. gelijk aan de tegenwaarde in florins van 130.000 bijzondere trekkings- 
rechten of meer, en het betreft de uitvoering van een werk dat omvat 
de levering van goederen en of het verrichten van diensten; 
a. gelijk aan de tegenwaarde in florins van 5.000.000 bijzondere trek- 
kingsrechten of meer, en het betreft de uitvoering van een werk, niet 
zijnde de levering van goederen en of het verrichten van diensten. 
Artikel 4, derde iid, is op dit lid van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 21 

1. De Minister gunt, onverminderd artikel 19, de uitvoering van een 
werk aan degene die, gelet op de verhouding tussen de kwaliteit en, in- 
dien het betreft een werk als bedoeld in artikel 12, zesde lid, de hoeveel- 
heid van het aangeboden werk enerzijds en de daarvoor te betalen prijs 
anderzijds, de voor het Land gunstigste aanbieding heeft gedaan. 

2. Atvorens te gunnen kan de Minister, wanneer hij twijfelt aan de 
juistheid van de aanbieding, de inschrijver vragen deze aanbieding 
schriftelijk te bevestigen of, indien de aanbieding ongebruikeiijk gunstig 
is, de inschrijver verzoeken om schriftelijk nadere informatie te verstrek- 
ken met betrekking tot deze ongebruikelijke gunstigheid. 

3. Een ingevolge het tweede lid verkregen verklaring van de in- 
schrijver dat zijn aanbieding inderdaad onjuist is, vermag de aanbieding 
niet te herstellen; zij kan er slechts toe leiden dat de inschrijving buiten 
beschouwing wordt gelaten. 

Artikel 22 

1. Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de gunning van 
het werk in aanmerking komen, beslist het lot over de vraag aan wie van 
hen de uitvoering van het werk wordt gegund. 

2. Een loting als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats in het open- 
baar. Van de plaats, het tijdstip en de wijze waarop de loting wordt ge- 
houden, worden de desbetreffende inschrijvers ten minste 24 uren te 
voren schriftelijk door of namens de Minister in kennis gesteld . 

3. Van de loting wordt een verslag gemaakt, dat ten minste de na- 
men bevat van de inschrijvers die gelijkelijk voor de gunning in aanmer- 
king kwamen, alsmede de uitkomst van de loting. Artikel 17, eerste en 
derde lid, is op dit verslag van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 23 

1. Van de gunning van het uitvoeren van een werk wordt door of 
namens de Minister aan de inschrijver kennis gegeven door middel van een 
schriftelijke mededeling. 

2. De overeenkomst tot het uitvoeren van het werk komt tot stand 
door en op de datum van het verzenden van de mededeling, bedoeld in het 
eerste lid. 

3. Tegelijk met of zo spoedig mogeUjk na de verzending van de me- 
dedeUng, bedoeld in het eerste Ud, wordt aan de betrokkene toegezon- 
den: 

a. een gewaarmerkt bestek; . . 

b. een door of namens de Minister gewaarmerkte kopie van diens ínschnj- 
vingsformuUer met de eventueel daarbij behorende staat met verre- 
kenprijzen; 
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c. een door of namens de Minister gewaarmerkte kopie van de verslagen, 
bedoeld in artikel 17, eerste lid, en in voorkomende gevallen van de 
verslagen, bedoeld in de artikeíen 9, vijfde lid, 10, tweede lid, en 
artikeí 22, derde lid. 

4. Voorts wordt de gunning van de uitvoering van het werk uiterlijk 
veertien dagen, nadat zij plaats heeft gehad, in de Landscourant van 
Aruba bekend gemaakt, met vermelding van de naam van de begunstigde 
inschrijver. 

5. Aan een niet-begunstigde inschrijver die daarom schriftelijk 
heeft verzocht, wordt door of namens de Minister eenmaiig een schriftelij- 
ke uitleg gegeven, waarom zijn inschrijving is afgewezen. 

Artikel 24 

Indien een Minister ingevolge artikel 6, vijfde lid, de mogelijkheid 
van een zekerheidsstelling heeft bedongen kan als bedrag van die zeker- 
heidssteliing nimmer meer gevraagd worden dan een tiende gedeelte van 
de som waarvoor aangeboden is het werk uit te voeren. 


5 6. Bijzondere bepalingen 
Artikel 25 

1. Indien een werk wordt aanbesteed in het kader van de ontwikke- 
lingssamenwerking tussen Nederland en Aruba, dient zulks in de bekend- 
making, bedoeld in artikel 3, eerste Ud, en in het bestek te worden ver- 
meld. Voorts dienen in het bestek de bijzonderheden met betrekking tot 
de wijze van uitvoering van het werk, die voortvloeien uit de in het kader 
van de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederiand en Aruba gemaakte 
afspraken, te worden vermeld. 

2. Een werk als bedoeld in het eerste Ud, wordt door de Minister 
slechts gegund in overeenstemming met de minister van Financiën. 

3. In afwijking van de artikelen 21, eerste Ud, en 22 wordt een werk 
als bedoeld in het eerste lid, niet aan een inschrijver gegund, die niet 
voor het laagste bedrag heeft ingeschreven of, indien het betreft een 
werk als bedoeld in artikel 12, zesde lid, niet het meeste werk aanbiedt, 
dan na overleg met de Minister voor Nederlands-AntiUiaanse en Arubaan- 
se Zaken van Nederland. 


Artikel 26 

Op aan bestedingen van een werk waarvan de uitvoering in het kader 
van de samenwerking tussen Aruba en de Europese Gemeenschap, zoals 
bedoeld in het Besluit van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associ- 
atie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Ge- 
meenschap (PubUkatieblad van de Europese Gemeenschappen, 34' jaar- 
gang (1991), L 263/1) of een regehng die dat besluit vervangt, geheel of 
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ten dele door de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd, zijn, voor 
zover nodig in afwijking van dit landsbesluit, de in voornoemd Besluit van 
de Raad gegeven bijzondere regels voor aanbesteding van toepassing. 


§ 7. Overgangs- en siotbepalingen 
Artlkel 27 

Indien vóór de datum van inwerkingtreding van dit landsbesluit 
bekendmakingen zijn verschenen voor openbare aanbestedingen of uitno- 
digingen zijn verzonden voor onderhandse aanbestedingen, worden deze 
afgewikkeld overeenkomstig de daarop toepasselijke bepalingen van het 
Reglement openbare aanbesteding, vastgesteld bij besluit van het Be- 
stuurscollege van het Eilandgebied Aruba van 1 oktober 1974. 

Artikel 28 

1. Dit iandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die 
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit openbare aanbeste- 
dingen. 


Gegeven te Oranjestad, 18 juli 1996 
O. Koolman 


De minister van Publieke Werken en 
Volksgezondheid, 

L.G. Beke-Martinez 

De minister van Financiën, 

A.W. Engelbrecht 

De minister van Algemene Zaken, 
J.H.A. Eman 

De minister van Economische Zaken, 
R.R. Croes 
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De rainíster van Justitie, 

E.J. Vos 

De minister van Welzijnszaken, 

P.E. Croes 

De minister van Vervoer en Communicatie, 
G.F. Croes 
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